Anlaggningskestnad for en Cellul#saf abrik vid B&tskar»naB med 
10000 t#ns arlig pr«dukti©n. 



Fabriksbyggnader med grurider 275000.- 

I 0000: - 

Sk^rsteia 

Maskiiteri i: 

Vedrenseriet ........ 16000:- 

Ktkeriet 56000:- 

Diffusorer & pumpar ..... f>9000:- 

Sileriet 29000:- 

T^rkmaakinsalen 88000:- 

slngpannehuset 70000 : - 

Angcentral m,m 83000:- 

Stdaugnahuset 90000:- 

Lutberedningen . 48000:- 

Elektriska motorer 26000:- 

Mintage af maakiner 48000:- 

Byggnadsstallningar 10000:- 

Kalkugn 15000:- 

Srakter 15000:- 

Timmeruppferdring 15000:- 

Torsta bekladnaden 21000:- 

Oforutsedda utgifter .... 26000:- 715000: 

Kroner IOOOOOO: 



Hartill far laggas for arbetarebestader c:a kr. 

75^000:- 
Administratianabyggnader 25000: - 

Utlastningsan©rdningar, planer ingar 
losen for t«mt ra.m. 



100000:- 

7 



Suuma krantr 



200000:- 

_ ,- V- ■ - — - 

1200000:- 



Tillyerkningskalkyl for 10000 t#n sodacellulesa da det anvan 
des ribbved till 4000 t©n a 24:- kr. pr. ton ©ch 6000 tin 
rund timmer a 32:- kr. Genomsnittavedpriset blir da 28:30 



I ten maasa k©star da: 

Massved 28:80 

Kalk 4 : „ 

Sulfat 8:- 

K»kning & tarkning 10:- 

Driftsk©stnad 5:- 

Remmar & Filtar 2:- 

Lyse & smorjer ....... 2:- 

Emballage 4 : . 

Arbetsloner 15:- 

Administratien 3:- 

Skatter m.m 2:20 

84:- 

P6rsaljnlngspr«vi3i©n .... 4:- 
6 fo rant a g : _ 

Kr»nir 94 :- 

Porsaljningsprisettsom for narvarande ar 150 kronor 
per ton, bcir dock icke beraknas hogre an 130 kroner per ton* 
hvilket da gifver en vinat af 36 kronor per ten eller for 
10000 ton Kroner. 360000:- 

Ave st a den 20/II 08. 
J.O.Kullgren. 

f 

Fran ofvanstaende vinst beraknas afga: 

1) ranta a 6 % a ett rorelsekapital af c. 

400000 kroner med kr. 24000:- 

2) 6 <f> ranta a tillagda anlaggningsk<a*tnandea 

kr. 200000 . .120001-36000:- 

t 

hvarefter aterstar saeem mett»vinst kr«aer 324000:- 
till amtrteriag och. utdelning 



